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Unterrichtung 

durch die Bundesregierung 


Bericht der Bundesregierung über den Stand des Verfahrens beim geplanten 
Erweiterungsbau der Deutschen Schule Mailand 


1. Die Schule hat im Februar 1994 die vollständigen 
Antragsimt erlagen für die Errichtung eines Erwei- 
terungsbaus übersandt. Daneben liegt auch ein 
umfangreicher Antrag auf Zuwendxmg zu den 
Kosten der Sanienmg des Hauptgebäudes vor. 
Wegen der angespannten Haushaltstage ist es 
erforderlich, die Sanierung und den Erweiterungs- 
bau hintereinander abzuwickeln. 

Der dem Erweiterungsbau zugrundeliegende 
Raumbedarfsplan liegt gegenwärtig der Zentral- 
stelle für das Auslandsschulwesen zur Stellung- 
nahme vor. Es ist vorgesehen, das Projekt eines 
Erweiterungsbaus in den Haushalt 1996 aufzuneh- 
men. In der Zwischenzeit sollen die Bauimterhalts- 


maßnahmen in einem Volumen von 1,211 Mio. DM 
durchgeführt werden. 

2. Die sogenannte Konvention über die Errichtimg 
eines Gebäudes für schulische und kulturelle 
Zwecke, die am 19. Juni 1994 ausläuft, enthält kein 
absolutes Bebauxmgsgebot. Bis zu diesem Zeit- 
punkt muß lediglich der Stadtverwaltimg in Mai- 
land ein zeitlich und sachlich konkretes Bebau- 
imgskonzept vorgelegt werden. Dieses Erfordernis 
kann durch Einreichung der vorliegenden Unterla- 
gen durch die Schule bei der Stadt erfüllt wer- 
den. 

3. Ein Baubeginn in Mailand wird für das Jahr 1996 
angestrebt. 


Zugeleitet mit Schreiben des Auswärtigen Amts vom 12. April 1994 gemäß Beschluß des Deutschen 
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